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Ministerio da Justiga 

Instituto das Tecnologias de Informagao na Justiga 


Aplicagoes, Sistemas de Informagao e Portais 


Regime de Inventario 

Foram contratados e adjudicados servigos para implementagao do novo 
Regime de Inventario. 

Proximos passos: Aguarda publicacao de legislacao. 


Cooperativa na Hora 

Ja foram contratados e adjudicados os servigos para efectuar os 
desenvolvimentos necessarios para implementar o novo processo da 
Cooperativa na Hora. 

Proximos passos: Aguarda publicagao de legislagao. 


Taxa Zero 

Ja foram contratados e adjudicados os servigos para efectuar os 
desenvolvimentos necessarios para implementar o novo processo associado a 
Taxa Zero. 

Proximos passos: Entrada em Produgao programada para o dia 1 de 
Novembro. 


Informacao Empresaria Simplificada (IES) 

Ja foram contratados e adjudicados os servigos para efectuar os 
desenvolvimentos necessarios para implementar as alteragoes ao Processo 
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associado a Informagao Empresarial Simplificada, decorrente da introdugao do 

Sistema de Normalizagao Contabilistica. 


Plataforma Corporativa de Business intelligence 

Ja foram contratados e adjudicados os servigos para efectuar a arquitectura e a 
sua implementagao da Plataforma corporativa de Bl para o MJ. 

A fase de arquitectura ja foi concluida. 

A fase de implementagao, ira termina ate final do mes de Julho. 


Plataforma Corporativa de E- Learning 

Foi disponibilizada uma plataforma Corporativa E-Learning, que esta disponivel 
para as varias Organizagoes e servigos do Ministerio da Justiga, estando em 
produgao ( http://e-learninq.mj.pt) 


Portal do MJ 

Foi disponibilizado o novo Portal do Ministerio da Justiga. Este Portal assenta 
sobre a Plataforma Corporativa de disponibilizagao de Sites Internet e intranet. 

( http://www.mi.qov.pt) 


Portal do ITU 

Foi disponibilizado o novo Portal do ITU. Este Portal assenta sobre a 
Plataforma Corporativa de disponibilizagao de Sites Internet e intranet. 

( http://www.itii.mj.pt) 


Intranet do ITU 
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Foi disponibilizado a nova intranet do ITU. Este Portal assenta sobre a 

Plataforma Corporativa de disponibilizagao de Sites Internet e intranet. 

( http://intranet2010.itii.mi.pt) 


Portal de Estatisticas Empresarias do IRN 

Foi disponibilizado um novo Portal de divulgagao de dados estatisticos da area 
da empresa, em que e disponibilizada informagao estatistica proveniente do 
Registo Comercial, Ficheiro Central de Pessoas Colectivas e da Informagao 
Empresarial Simplificada. Este Portal assenta sobre a Plataforma Corporativa 
de disponibilizagao de Sites Internet e intranet. 

( http://www.estatisticasempresariais.mj.pt) 


Renovacao Tecnologica dos Sistemas da Area da Empresa e 
do Registo Civil 

Estamos em fase de testes da nova plataforma tecnologica que ira suportar o 
Registo Comercial, Empresa na Hora, Associagao na Hora, Sucursal na Hora, 
Empresa Online, Registos On-Line, Ficheiro Central de Pessoas Colectiva, 
Informagao Empresarial Simplificada, Portal da Empresa e Registo Civil. 

Todos estes sistemas estavam obsoletos em termos tecnologicos com 
evidentes impactos ao nivel da sua performance e com Iimitag5es ao nivel da 
integragao entre sistemas, pelo que foram alvos de um processo de renovagao 
tecnologica. 

Proximos passos: A entrada em produgao sera na primeira quinzena de 
Setembro. 


SIRAUTO - Sistema Informatico Registo Automovel 
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Foi adjudicado o procedimento para implementagao do novo sistema 

Informatico de Suporte ao Registo Automovel. 

Este novo sistema deve ser a base para um sistema unico e integrado para a 
area dos registos, para o qual devem ser posteriormente feitas evolugoes do 
Registo Predial, Registo Comercial e Registo Civil, para que seja possivel a 
adopgao da Plataforma Unica de Registo. 


Informacao Predial Simplificada 

Foi disponibilizado no Predial On-Line e no Registo Predial um novo tipo de 
informagao, a Informagao Predial Simplificada. 


Outros Projectos 

Voz fax e Videoconferencia 

Servigos de comunicagao de voz, fax e Videoconferencia em local 
fixo, o NGSR esta a proceder a migragao dos organismos do MJ para 
a nova infra-estrutura. 

Em Setembro de 2009 concluiu-se a infra-estrutura central permitindo 
desta forma uniformizar os servigos de comunicagao de voz. 

Tamberm desde 2009 (com o projecto NUTS) que a solugao de Fax 
sobre IP tern vindo a ser expandida aos Tribunals. E expectavel que 
ate ao final do ano de 2011 que a sua utilizagao seja expandida a 
globalidade do Ministerio. 

Ainda ate ao final de 2011 devera estar concluido o processo de 
migragao dos sistemas de Videoconferencia para IP. 
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Rede Nacional de Comunicacoes da Justica 

Contrato assinado a 22 de Margo de 2011, com inicio a 1 de Abril de 
20011, duragao de 24 meses, pelo valor global 4.602.202,03€. 

Foi visado pelo Tribunal de Contas a 27 de Maio de 2011, e encontra- 
se em execugao. 


Projectos QREN aprovados 

O projecto que tern como objectivo a construgao da aplicagao para os tribunals 
administrativos e fiscais com urn valor elegivel de de 850.129,27, a que 
corresponde urn valor de incentivo FEDER de 413.725,56€. 

Aumento da Qualidade dos Servicos Electronicos da Justica 

O projecto tern como objectivos: 

1. Reestruturagao da Rede de Comunicag5es da Justiga; 

2. Recapacitagao dos postos de trabalho e Sistemas Centrais da Justiga; 

3. Expansao da plataforma de monitorizagao de servigos. 

As despesas elegiveis da operagao assumem urn valor de 8.786.716,38, a que 
corresponde urn valor incentivo FEDER de 4.213.230,50 

TRIBUNAL XXI 

O presente contrato tern por objecto a concessao de urn financiamento para 
aplicagao no montante de investimento global de 19.845.781,79 €, a que 
corresponde urn valor incentivo FEDER de 12.154.137,61. 
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Constituem objectivos do projecto: 

Facilitar o acesso do cidadao e das empresas a justiga, facilitar a acgao de 
todos os operadores judiciarios, reduzir o tempo de resolugao dos litigios, 
reduzir os tempos de espera e de atendimento, assegurar a interoperabilidade 
entre as varias aplicacoes em uso no Ministerio da Justiga e completar a 
desmaterializagao de actos e processos ja iniciada. 

Aumento da Eficiencia Operacional da Justiga 

O projecto tern como objectivo a actualizagao da plataforma tecnologica que 
suporta as aplicagoes do Ministerio da Justiga, com urn valor eligivel de 
9.703.655,43, a que corresponde urn valor de incentivo FEDER de 
4.652. 902, 78€. 

Aplicagao de Gestao do Inquerito-Crime 

A AGIC (Aplicagao de Gestao de Inquerito Crime) tern como objectivo a gestao 
do ciclo de vida do processo-crime, sobretudo na sua fase de inquerito, onde a 
titularidade do Ministerio Publico assume principal relevancia. 


A AGIC e composta por quatro modulos: Gestao Documental, Workflow, 
Inquerito e Seguranga/Auditoria que, de forma autonoma mas integrada, 
permitirao criar a base tecnologica necessaria para a criagao do 
processo-crime electronico, com total desmaterializagao de todos os actos 
processuais de suporte documental, video e audio. 


Esta desmaterializagao ocorrera pelas varias formas previstas de ligagao da 
AGIC as demais Entidades que, no ambito do processo-crime, interagem com o 
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Ministerio Publico, nomeadamente os OPCs (Orgaos de Policia Criminal), com 

a construgao de web services de ligagao ou com recurso ao Portal AGIC - 

AGIC Reader, sobretudo para as Entidades que nao possuem sistemas 

internos. 


Identicos mecanismos garantirao tambem a superior intervengao do Juiz de 
Instrugao Criminal, com ganhos efectivos na reducao de tempo de circulacao 
dos processos-crime. 


Desta forma, havera a garantia de que toda a informagao processual tramitara 
de forma electronica, com ganhos significativos, quer ao nfvel da produgao e 
expedigao tradicional, quer ao nfvel da maximizagao do tempo, estimando-se 
mesmo urn aumento do tempo dedicado a investigagao, actualmente 
consumido na transferencia fisica dos processos-crime entre Entidades 
envolvidas. A este proposito sublinha-se a existencia de urn documento de 
calculo do ROI (Retorno do Investimento), aprovado pelo ITU e pela equipa da 
PGR. 


A gestao da informagao processual saira reforgada, disponibilizando a AGIC ao 
Ministerio Publico mecanismos de controlo, gestao e cruzamento de 
informagao, documental e estruturada, essencial para a actividade dos 
Senhores Magistrados, bem como para os Oficiais de Justiga que os auxiliam, 
prevendo-se tambem a produgao e expedigao electronica das inumeras 
notificag5es, estimando-se neste ponto concreto a redugao de 70% do tempo 
actualmente despendido neste processo. 
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Foi estabelecido com a Mailtec, em contrato suportado pelo IGFIJ, a realizacao 

dos servigos tendentes a notificagao electronica de intervenientes. 


Os trabalhos tendentes a concepcao, langamento e implementagao da AGIC 
tiveram inicio em Margo de 2010 por proposta do ITU ao Gabinete do Exmo. 
Senhor Secretario de Estado da Justiga e Modernizagao Judiciaria para inicio 
de procedimento de contratagao de servigos da AGIC e aprovagao do Caderno 
de Encargos. 

A proposta da empresa adjudicataria foi adjudicada a 17 de Maio, o contrato 
celebrado a 2 de Junho, tendo o mesmo sido visado pelo Tribunal de Contas a 
10 de Agosto. 

Foram definidos oito meses para a execugao do projecto, a Procuradoria-Geral 
da Republica criou para o efeito uma Equipa de Missao, composta por 
Magistrados do Ministerio Publico, provenientes de varias Unidades Organicas, 
nomeadamente da PGR, DCIAP, DIAP de Lisboa, Tribunals de Almada, 
Figueira da Foz e Portimao, tendo esta Equipa participado activamente em 
todos os trabalhos inseridos no ambito da AGIC, validando e aprovando todas 
as fases de projecto, nomeadamente o Caderno de Encargos, a Proposta da 
empresa adjudicataria, bem com a analise e definigao Funcional da Aplicagao. 


A Comissao de Acompanhamento do Projecto AGIC, criada para o efeito e 
composta pelos responsaveis maximos do Ministerio da Justiga, Procuradoria- 
Geral da Republica e do Instituto das Tecnologias da Informagao na Justiga 
assume particular relevancia na definigao e tomada de decisao, sobretudo em 
materias que vao para alem das coordenag5es do ITU e da PGR, 
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nomeadamente definigoes organizacionais estrategicas, alteragoes legislativas 

entre outras. 

O projecto AGIC encontra-se ja numa fase muito avangada de concretizagao. 
Foi concluida a analise funcional, o ambiente de testes foi disponibilizado para 
a realizagao de testes pela Equipa da PGR. Deu-se infcio aos trabalhos 
preparatories para migragao do sistema SGI, do DIAP de Lisboa definida como 
a primeira Unidade do Ministerio Publico. 

CUIUS PLUS 

O resultado das auditorias realizadas em 2009/2010 (distribuidas, de forma o 
mais transparente possivel, aos grupos parlamentares, Conselhos Superiores e 
Sindicatos da Justiga), demonstrou, de forma inequivoca, a necessidade da 
mudanga, para robustecer e consolidar o sistema actual de desmaterializagao 
da justiga civel em termos de seguranga e evolugao. 

Face aos resultados apresentados nas auditorias e na incapacidade de 
evolugao da plataforma actual, o ITU concluiu que a equipa de 
desenvolvimento nao tinha capacidade para, no prazo definido pela lei 34/2009 
(artigo 59.°), recentemente aprovada pela AR, levar a cabo a tarefa de 
reescrever o codigo-fonte para uma linguagem de programagao 
tecnologicamente mais moderna (.NET), em virtude de a linguagem em que o 
sistema CITIUS foi desenvolvido (Visual Basic 6) estar descontinuada desde 8 
de Abril de 2008. 

Era, assim, humanamente impossivel, apesar do brilhante desempenho da 
equipa ate ao momento, aprender em tempo util uma nova linguagem de 
programagao (.NET), manter e dar suporte ao actual sistema, prestar o apoio a 
12.000 utilizadores e, simultaneamente, reescrever 350.000 linhas de codigo. 
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Buscou-se entao no mercado uma empresa portuguesa que, em conjunto com 

a equipa de desenvolvimento, alavancasse o projecto de migragao da 

plataforma tecnologica e o reforgo da componente de seguranga. O contrato 

com a Critical Software obteve visto do Tribunal de Contas, em 22 de Junho de 

2010, acolhendo criterios de confidencialidade e de seguranga. 

A Critical Software e das raras empresas portuguesas que utiliza as melhores 
praticas de qualidade no desenvolvimento aplicacional (ISO9001 e CMMI5) e 
detem, ainda, a certificagao AQAP2110 (NATO), que a qualifica para o 
desenvolvimento de sistemas para o sector da defesa e para a reescrita do 
codigo-fonte em aplicag5es de elevada criticidade. 

Estao em curso tres objectivos: a conversao da base tecnologica, o incremento 
dos niveis de seguranga e capacitagao da equipa de desenvolvimento com 
metodologias e ferramentas alinhadas com as melhores praticas no 
desenvolvimento de software, no sentido de dotar o Ministerio da Justiga, 
atraves do ITU, com efectiva competencia para o desenvolvimento aplicacional, 
nos termos da referida Lei 34/200. 

A aplicagao encontra-se actualmente em fase de testes, no tribunal de 
Comarca e do Trabalho da Figueira da Foz e no Tribunal da Relagao de 
Coimbra, estando previsto para o dia 21 de Junho a aceitagao do piloto e dos 
testes. O projecto decorreu com urn pequeno atraso de duas semanas face ao 
inicialmente previsto, mas o MJ disp5e actualmente de uma aplicagao robusta, 
totalmente em .NET e corrigida dos problemas de seguranga apontados na 
auditoria. 

Entramos agora na preparagao do roll-out e respectiva disseminagao, devendo 
a mesma ser efectuada com especial cuidado e tendo em atengao a particular 
sensibilidade dos tribunals para tal mudanga. 
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SITAF 2.0 

Dando cumprimento aos compromissos assumidos pelo Estado portugues com 
o BCE, a Comissao Europeia e o FMI, o Ministerio da Justiga determinou que 
se conferisse celeridade ao projecto de informatizagao dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (SITAF), e que nesse projecto se estabelecesse como 
prioridade o sistema integrado de informagao entre a administragao fiscal e os 
tribunais fiscais (Despacho 8184/2011, de 2 de Junho, o Secretario de Estado 
da Justiga e da Modernizagao Judiciaria). 

O projecto que tern como objectivo a construgao da aplicagao para os tribunais 

administrativos e fiscais com urn valor elegivel de de 850.129,27, a que 

corresponde urn valor de incentivo FEDER de 413.725,56€. 

Foi elaborado o Caderno de Encargos e programa de concurso para langar o 
procedimento com vista a contratagao de servigos informaticos para a 
implementagao do SITAF 2.0. 


Junta-se, em anexo, respectivas propostas 
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